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PRQCEDl RA SPECIFICA 

URMĂRIRE ŞI DER1 LARE CONTRACTE 
m H. RMZARF, SERVICII ŞI LUCRĂRII 

COD: PS-15-DrCÎAA 


I. SCOP 


, . l'HIM I1IM1 


Scorul procedurii esu- de « slahili păţii penlm aplicarea unui instrument de monitor 
gestionare a modului de executare a colii raclelor de lumi/iire. servicii şi lucrări, precum şi petnru 
verificarea modului de îndeplinirea a ctau/clor contractuale dc elitre lumi/oi prestEitorexeculiini 
cu identificareu funcţiilor implicare şi a responsabilităţilor ce trebuieatribuite pentru urmărirea şi 
dei u hi ren cont rade lor. 



2. DOMEN1JJ IIE APLICARE 


Procedura este aplicată de persoana/eehipa responsabilă de atribuirea contractului stabilită prin 
Urdm al preşedintelui AMSVSA. precum şi de persoanele desemnate in comisia de recepţie a 
biinurilor.'serv ic iilor lucrfirilor >i a persoanelor responsabile din domeniul financiar. 


Pentru cont raclele complexe ku valoare mare. sau cele care prezintă importanţă deosebita pentru 
\NSVs-\j SC Stabileşte constituirea unui grup de lucru- echipe resportsabiUe) eu urmărirea şi 
derularea enniraeiuiui Echipa este formată din angajaţi ai structurii organizatorice cure a 
identificat necesitatea realizării achiziţiei şi este Ivneliei.iră a rezuHatului achiziţiilor de 
produse sen ie ii lucrări atribuite intr-un an, 


în cazul contractelor de complexitate redusă* responsabilităţile de urmărire şi derulare pol fi 
îndeplinite şi de li singură persoană. 

DditnmrL'iţ c.vjitirftfî u m’th'itâtii prinwt iirute ijţ cmfrtit portofoliului ih r mJiviltifi liesfi'^nrtlU 1 

r/e cutiUtU a puhlini 


I veri licarea şi mi milorizareu modului de implementare a L-nlitrLletilIn: 


2 verificarea şi mnmlori/urea respectări clauzelor contract nule şi îndeplinirea in perioada de 
garanţie a obligaţiilor contractuale de către fufni/or- prestator executant: 

> testele. încercările- verificărilor cc se realizează la momentul acceptării a 
produse io i serviciilor lucrărilor realizate de cât re furnizor presta tor executam: 

4. controlul modificărilor Intervenite pe pareus.ru I îndeplinirii l ont radului: 

5. colaborarea cu echipa l ou trac lanţului penlm a identifica din timp orice eventuale probleme 
care ar puica opărea pe parcursul implementării t ontractului, 

4 verificarea şî monitorizarea termenelor vlahi Iile pentru livrarea produselor, prestarea 
serv ic 11 for/c\ceui in lucrărilor: 

5 verificarea condiţiilor de efectuare a plăţilor şi a documentelor suport necesare pentru 
e f"cc l Uii rea acestom. 

fi emiterea documentului coriamtaioare care conţin informaţii referitoare la in deplini rea sau, 
după caz. neîiideplinirc a obligaţii lor contractuale de către contractam contractam asociat; 


7 păstrarea’arhivarea documentelor etc. 


■V IXM l MENTE DE REFERINŢĂ 

- Legea itr. 98/2(11 A privind achiziţiile publice* cu modificările şi completările ulterioare: 

- Hotărârea de Guvern ar. 395/211 Ib privind aprobarea Normelor nteiodolopice dc aplicare a 

prevederilor reTeriloare la atribuirea contractelor de achî/ilie publica neondului - cadru din l egea 

ttr.98 2im »;___ 

lltHmtlL'NT; I rtţfirti* nrtft|l 4 rlj) sau jurtltflfi ji pirifim'î tki-u numini I i rtirâ jl!<pnJuI ^râiil 4 E ASNVN-\ iiiînrhfHîr u 

tMitart ji 11 ■ h jfiîni'iliii rU' .nimb w \u lî Miirif iuhuiIi'i rtţn^ni tt^iviuck'i ta iţgfrfiv. 
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- Legea n r.50O/2Otl- privind finanţele publice; 

- Hotărâm! nr. 273/1 l i94 prtvind aprobarea Regulamentului de receptiva lucrării', ir de 
construcţii şi mslalatii aferente acestora 


Ordine ale preşedintelui ANSVSA ce vi/ea/ă activitatea procedurală 
- Ohidnl nnlinv .il udu/iţiil- r publice- uvvu.amip.gm, - 


4. IIRFIMTII SI ABREVIERI 

Prezenta procedură utilizează termenii dellnili de documentele de referinţă indicate ţi in legislaţia 
aplicabilă domeniului de ac utilate a ANSVSA 

4. t în itnckwil prezentei proceduri pot ft dt’fîniţi/\ttbfinm(i următorii termeni specifici: 


u} vuiet de Mrritti conţine, in mod obligatoriu. specificaţiile tehnice care repre/tniă cerinţe 
prescripţii, caracter ist ici de naturii tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare di fie 
descris, in mod obiectiv asllel ineâî să corespundă necesitai ii cotii metanie ifft mirarea de t hnvrn 
nr.JtVS 2016 pentru aprobarea \nnmdor ineludidogUe de aplicare a prvwdrr/hr referitoare la 
amintirea contractului ite achiziţie publică («ztirdttlui cadru din Legea w.M-VJ/fi privind 
ai hizifiite publice K 

h) contract tte achiziţie publică contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit lucii. udului 
administrativ. încheiat in scris inire unul sau mai mulţi opera lori economici ţi una ori miii mulie 
autorităţi contrat iunie, care are cu obicei execuţia de lucrări, lumi «mea de produse sau prestarea 
de servicii [Legea nr,VH 20 f 6 privind achiziţiile puNia): 

c} eontrocntut - orice operator economic care este parte la Un eoni rad dc achi/iţie publică l Legea 
nr y-V 20! fi privindachiziţiile puhlhvv. 

it) document ut uchiziţiei - anunţul de participare, documentau a dc atribuire, precum şi orice 
document suplimentar emis de autoritatea cont raci antă sau la care aceasta lace trimitere pentru u 
descrie ori stabili elemente ale achiziţiei sau ale procedurii de atribuirei/c^co «rlW 2016priviţii! 
achiziţiile puhlh vi; 


c) grup ite hurii - reprezintă un grup de specialişti din cadrul omenirii ( »reuni/alorke al 
ANSVSA. care a idenlitîcal nevoia şi suni benetlcinri ni re/u li al a lui achiziţiilor de 
bunuri serv ieii/Uicrări: 

f) echipă responsabilă - reprezintă un grup de oameni care sub conducerea unui ţel îndeplinesc 
în acelaşi timp o muncă sau o acţiune comună din cadrul si raci urii organizatorice al ANSVSA, 
care a identificat nevoia ţi sunt beneficiari ai rezultatului achiziţiilordc bunuri servicii,lucrări. 


K) oferta - actul juridic prin eu te operatorul economie iţi iniimfcslă voinţa de a se .meii in din 
punct de vedere i midie intr-un cont nici de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea 
financiară ţi propunerea tehnică ţ Legea nr 2016 privindttcUidţiilc ţuthlkv\i. 

fi) operator £Ct*tU*mh‘ - orice persoană lizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau 
unip on asociere dc astfel dc persoane, care oferă m mod licit pe piaţă executarea de lucrări 
d s.ui a unei construcţii, furnizarea Jc produse ■ >ri preslnreu dc servicii, inclusiv orice asociere 
temporară formală intre două ori mai multe dintre aceste entiiuţi (Legea nr.VS 2fHfi privnitl 
tu hizifirfe publice): 


ii penuttma - responsabil din cadrul structuri organi/aUtrict din cadrul AAVSA. beneficiar al 
rezultatului achiziţiilor de hanuri servicii lucrări din cadrul sirueluriloi organizatorice al 
A.îvS.V/S.A; 


\ V h K î IN MIM l llliJjlie*. rvpkmlMVm ru|H|iktil sau ţui LuFh J pTOTBllH (JkHirnuTiMEip Eîiri jriintul Sf FV tlt X % S v s \ «HHlintk 1.1 
^ !■ iIili i 1 4i 1 1 r l- | ii li* iii ii lU jni-irţl \ n 1î vUHf smnjita ran Turui Irealii r™ hi viguafr 
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j) persoană desemnată - responsabil cu realizarea achiziţiei publice Jin cadrul 11A V-, i■ i. i .. i r 

kt propunere flnandarA - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, turti, ţdie 
vondiţii financiare *i comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin referata* de 
necesitate >i sau caidul Je sarcini; 


I) propunere tehnică - pane a ofertei elaborată. pe ha/a cerinţelor Jin re le ralul de acces ilare 
>i sau caietul de sarcini: 


ihjI referat de necesitate reprezintă im document intern emis de liota re o import imani din cadrul 
autorităţii contractante ut ultimul trimestru al anului in cur- pentru anul viilor, care viiprindc 
necesităţile de produse, seri leii $i lucrării identificate. precum .şi preţul unitar total al 
necesităţilor > Hotâiun'd Je ( iun.ni iir.î'AÎ 2ol6 pentru aprobarea A vmtehr ttteiotiohj’ice Je 
optietnv a prevederilor referitoare fu atribuirea amfrneHilut de aehtzipc pttMieâ ttcttrdttitn 
cadru Jtn f.ejicn ))t' M 'Oi A privind itrhidtiifc puhthet; 


11 } “\cris” sau "in %rrâ" - orice ansamblu de cuvinte cilre cure pol li l jitie, reproduse ţ.i îipor 
communieate. Acest ansamblu poale include *t informaţii transmise stocate prin mijloace 
electronice; 


ni % fruct uni or^imiuifoekă - cont pa rti meni.'birou/serv icni direelrcs.a din cadrul VN S.V SA 

p) zile- zile calendnmliee. cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că suni /ile lucrătoare 
li.epat nr M 20!t> prh uiti ai 'fu.it iile fnththrp 

r) anunţ- anunţ publicat in Si- \i‘ secţiune -anunţuri publicitare. 


4.2. 1 Arc i ieri aţe termenilor 


Nr. 

crt. 

Ahmierai 

t ermenul abreviat 


1 

ANSVSA 

\i3itsrittiifci \ mituiala Sanitar Velcriniîni si pentru ^igunuiţa 

Alimentelor 

2 m 

CI A A 

Compari in tont In vestii ii. Achiziţii. Adm ini sl rai iv 



□i: 

Direcţia Economi că 



5, m sc RIF.RF. PROCT.in itA 

i. J Generalităţi 

Prezenta procedură descrie modul in cure se realizează urmărirea derulării contractelor de 
furnizare. >erv icit >■ lucrări ? i -labilele repoiisiihililâţi ce vor li adoptate Iii lipul *i complexitatea 
contractului de către structura organizatorică beneficiară a achi/i(iei din cadrul ANSVSA. ce a 
solicitai prin intermediul referaţii lui de necesitate achiziţionarea de produse, servicii'lucrării irit r- 
il rt an. 

5.2 Mutiul de {nrfji 

5,2.1, l’iiiuipu rcspcetiitc/aplkatc 

Aplicarea prezentei proceduri se face cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, 
economicităţii. eficacităţii i ui Uzării fondurilor publice alocate pentru atribuirea cont racle Im de 
bun uri/serv iei i inc rări 

Pe parcursul implementării *i monitorizării contractului, se iau ţoale măsurile necesare pentru 
ev itarea apariţiei unor smintii de natură să determine existenţa unor posibile riscuri Je irnudă. 

In cazul in care se constată apariţia unor asilel de situaţii se procedează la eliminarea efectelor 
rezultate dintr-ei astfel de împrejurare, adoptăndu-sc potrivit competentelor, după caz. măsuri 


W I H I [SMI M ; L liMiJimu n?|iMnllltcfi?a «rfliplftn VtfM |PLtnÎ 4 Il-A 4 (SiP/f iUh ii ninilulil ftirâ ntiirHul «l'K ui \SSVSa ■ «m^lilMIP ** 
vhjIuit a iirţ|ann^ili>r rlf sHKur şi m lî x-im-ium-jiu umfiirni Ipiihfmk-i In tltânre. 
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corective de modificare, încetare. revocare, anulare şi altele asemenea care jii 
corecta a procedurii sau ale iictiv uâţilor care au legătură cu acestea 

Pentru asigurarea transparentei, prezenta procedură specifica se atlfeu/â 
u iv vc.ansv sa.ro. 


5.2.2, Mahilirca |H?rs<iaiici/gru|tultii de lueni/echipei responsabile 

După aprobarea Raportului procedurii achiziţiei. după ea/, ţi a comunicării privind nt/ullnlul 
procedurii pentru desemnarea ofertantului câştigător sau a document ului [ustillcattv de realizarea 
achiziţiei directe, persoana responsabilii eu achiziţia publică din cadrul l IA A. comunică 
rezultatul achiziţiei structurii organ i/atorice beneficiare a achiziţiei ea re a întocmit referaţii 1 de 
neccsiEulc şi ii w*/;, tiu de mani rea aeluiiaîit in vederea emiterii unui Ordin ul preşedinte lui 
ANSVSA peniru desemnarea ■ ; ctin si iţii i rea persoanei crupul ui de lucnieehipei responsabile eu 
urmărirea derulării contractului 


Urmărirea derulăm contractului se tace diferenţia! Iii net te de evunpbitatea 
achi/ă iei-cunhvict ului 

I i In razul nclii/itiilor im mutante si strategice, de valoare mare, si care prezintă 

im puri antă neutru A\S\SA l oHMirinrCit yr nouftn t ic hjvţu ntiirx'i icsţinitstihih- de* urmărirea 
; i derularea CLiiiicacUilui i rduui. yJ )k< iniţftifo fu {turalei nţ 'ihrbrlirca uvithtiiiot miUrucitHtk si 
se realizează de către structura organizatorică heneliciarâ a achiziţiei din cadrul \\S\ S care a 
întocmii refera iul de iieeesiuu- de piodu.se servicii-lucrării 

PeiwiHVieL ' Care lat pane din grupul de lucru echipa responsabilă cu urmărirea şi Jetul a rea 
t. ' mtraciUIiii vrtr/f.. i i_c vcJWMlt» «A‘ ei 'HdMVi itr*iutit-iihirhii hc iic/iţ î iîLÎi U . (JiJlL-ill *’* i 'rar ii t'/i'j o 
nti.’rtitii} ih hclv sticili.- , Responsabilităţile acestor persoane surit adaptate şi definite în Iu neţ ie de 
comp le sa mea Latura cili lui de către bene lle tarul direct al achiziţiei şi sunt stabilite in actul 
administrativ emis (ordinul preşedintelui ANSVSA). 

In cazul eoni raclelor de colinde vi ta te redusă , responsabilităţile de urmărire şi derulare a 
acestora put li atribuite unei singure persoane din eadrul sţruclurii organizatorice beneficiare a 
achiziţiei din cadrul ANSVSA. care a emis referând de necesitate de produse, serv icii lucrării 

3) fVutrn ciiiitmelvlc iilrihnite ii I erni le tielii/iliilur de u / enieiil i,c\ pape tărie, rechizite 
reparai ii aulo/aer condiţional, alte obiecte de inventar, mijloace fîxfc) necesare des I fisurării 
activităţii curente, care se realizează la nivel centralizat de către structura organizatorică din 
cadrul WSVSA. respectiv- C IA A. se ifcitmnci/j prin ordin ul preşedintelui ANSVSA 
iwrvtiinu 'persoanele implicată implicate in urmărirea şi derularea contract ului in paralel cu 

stabilirea condiţiilor contractuale. 


[Jupă desemnarea persoanei grupului de lucru echipei responsabile pentru urmărirea şi derularea 
contractului şi stabilirea responsahilitâlilor. structura organ izninricâ beneficiară u achiziţiei careu 
emis referatul de necesitate întocmeşte proiectul de ordin şi îl supune avizăm conducerii 
ANSVSA. 


[Jupă aprobarea ordinului preşedintelui ANSVSA. sn-utiiiru arţaniziahiricii hcţ/cfhjţjnj u 
achiziţiei care a emis referatul de necesitate fntii\tnifv a u re ( l M iţit r vciuţiitir <j!_ mY^nţia iji 
/ n'iif m ţi [_{ ţ>miriti. m ifc iara/ f jc/kţii ici 

5*2,5 lipurj de eu nl rac te 


i . mir.ictcfe 1 care tâe obiectul prezentei proceduri Mini următoarele: 


Sr 

crt. 

Ti | Mi e î df onitriH'tc 

f'reieticre l^lâ 

Lefiesi ttr.9!l/inih. |irh inii 
iiiJij/iiilIr jniliJiii" 


Contract de achiziţie publică de lucrări 

,m.3 alm.H 1 1 \h.m 


\\ I |î i isM | v i I liluji im. r^irudiifrfrtt - ■ 111 >I-l| u.rii;i!ltL d |li L -/euiţi ilm. wikulLiHh fii & m ui,Iul -.uis dl S \ v^A ■ u-i^iiiun- □ 
1 iihljiru u Jrv|iEurrkii iii 1 2111I1 1 m tu fi sjih IIeiiulIA rnnlnrm IihikIuIim in v hii^hfl- 









































I'ROCEDI K V SPECIFICA 

URMĂRIRE $| DERULARE CONTRACTE 
DE FI KMZARF, SERVICII ţii LUCRĂRII 


l-Mu ia : ! 
Revizia : I 


5P 


("Olî: PVI5-DK l \/\ Piţ ^ nsl * ll,n .' 1 


ÎT 

LnniriH’S tir ndimtit: publici ite produse 

-—\v?. ru iiWfi iV i 

sjn i «liru h Mt.ni 

1 

( -1111 IîIlI kk .idlL/'tiu puhlÎL-A ite ^r\tLÎi 

onJalin.i 1 1 liun 

ii 

C i ml mu p*? u^mterţ lung 

jrtJ uflfLi 1 \ lli.pl urt.22^ 

5 

t om rad de achiziţie publică acord-cadm cure are ca obicei 
servicii sociale şi alte servicii specifice 

m 11J - ih. 112 

f* 

L'onttvicl rezervai 


7 

Crini raci IiirM 

JIL..U ±ft.}5 

ft 

Acordul-cadru 

jrt : .îlin.i 1 î IpLli iut.I 14 - jrut M> 


ilSW 




5.2.4 IKicumcnteli 1 ( oiitructuliii 

1) După înregistrarea < cmirucuiltu in registrul de contracte ţ i semnarea acestuia de către 
furnizor prestator exceutanl persiană responsabilă ti i M cadrul LI A A, înaitrtea7ji Ctmtravtut 
însoţit dtf doi'fmicitte, ht capii’ persoanei grupului de lucru'echipei responsabile pentru urmărirea 
>i derularea contractului xiahilitc prin ordin ai preşedintelui ANSVs.v în vederea implementării 
şi monitorizării t'oniracinlui de câine aceştia. 

2) 1 Jociimcnidc ( oniractului aţă cum suni siabilile prift articolul Iha imcutclc innfriu ruliu, suni 
urmălniiTvIe; 

a) caietul tJi 1 sarcini, după ca/, inclusiv clarificările .şl sau măsurile Jc remediere aduse până 
la depunerea ofertelor ce plivesc aspectele tehnice şi financiare: 

ht ilncuiiieiiiiil descriptiv. după ea/; 

ci oferta. respectiv propunerea tehnică ţii propunerea financiară, ineliish clari licări Ic din 
perjoada de e v ăîuare: 

di cărunt la de huita execuţie, dacă este en/ul; 

ci angajamentul ferm dc susţinere din punea unui ten. dacă este cazul: 

h cun «rudele ru sa bcunira ciuntii, in măsura rn care în contract este reglementat un 
mecanism Je efectuare a plăţilor directe către suhconiractimtb 

gl acordul tic asociere ducă este cu/id. 

h l alte d omenie aferente acestuia, după ca/. 


5.2.5 Activitatea tic urmărire şi derulare a Contractului 

Pcrsoitnu'gruptd de luciţi echipa desemnată pentru urmărirea >i derularea I ontraclului preiau 
resptvnsrihilîtaien pricind implementarea şi monitorizarea t OMimctului, 

11 în această activ iialc se iu il i/ea ză cri dale <Je intrare 

ar Orice in forma (ii ş> documente stabilite prin Contract ea llind relevante pentru evidenţierea 
progresului in cad ml ( ont meiului: 

bl Condiţiile contractuale generale şi specifice privind fin.di/arca t nntraclului ea urmare a 
ajungerii la termen şi executării corespunzătoare a obligaţii lor contractuale in conformitate cu 
termenul şi condiţiile de finali/are stabilite prin Contract; 

ci Informaţiile din edictul de sare mr documentul descriptiv cu privire ia responsabil halea 
pârli lor in ceea ce priveşte modalitatea de organizare şi derulare a întâlnirilor pentru Urmărirea 
progresului; 

dl Propunerea tehnică şi propunerea financiară din Cont mei. inclusiv graficul de plăti. 
actuali/At pe ba/a înregistrărilor după caz: 


Kţ hi VI Fi Vi: * Utl/jimi. i l'^milIheli l-;p fumpteli |nii|bill . j | ii c j 1 -l" ai El 1 ! UiH'Urnmmîi fTiri inuilul smu ni ©■ \\*V L - \ itj*4lPtuif .. 

ilnlipn- i iTFrplurlIiirittflHllir li v.|m.-heruin nmfjirm iini-turv, 
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ei L kui/cle contractuale de revizuire a preţului sau orice uite opţiuni tu sensul am 22 l.iltfţHJA - 
Iii a) din l.cgea nr. <J$/20I6 (dacă este cazul); \\■ '* ' ’''n /?'; 

l'l lutormaţii Ce rc/ullâ din activitatea dtf urmărire a progresului UctivKâlilar in. cadrul 
< i'iHrae tutui. după ea/: 

ut Informaţii din procedurile interne cm ■■teme Iu nivel de \NS\ S \ eu parte a sistemului de 
control managerial intern, după eu/. 


fu Minute ale iutăInirilur pentru analiza progresului neltvitali lor in cadrul ( uniruclului. după 
ca/: 


2 1 Această activ itale i tu plicii: 

*0 Colectarea* cenlralizarea fi administrarea informaţiilor Jupă ca/, fi a documentelor 
prezentate de câine ComractuM. având in vedere prevederile Contractului, prin care sunt 
indicate termenele 'de predare, pc buza cerinţelor de raportare ce se regăsesc in caietul de 
sarcini'documentul descriptiv: 

bl t (declarea fi prelucrarea mlbnnaţtiltir privind nivelul dc ptfrlorrrfflnţă al activităţilor 
derulate de Contractant, după caz; 

3) \siguranra gestionarii aspectelor administrative fi soluţionarea oricăror aspecte nerezolvate, 
cum ui ti. dar ISră u se limita la: 

a) IX’ierminarca valorii tuturor despăgubirilor privind daunele suci penalităţile care trebuie 
deduse din preţul Contractului. după ca/: 

hi in registru rea sfârşitului perioadei de reţinere a garam rei dc bună execuţie >i eliberarea 
acesteia, sau. dacă este cazul, stabilirea perioadei suplimentare de reţinere a garanţiei Je 
bună execuţie >i a dalei eliberării acesteia după data de finalizarea C unt rac tu lui. Jupă ca/. 

c| l fevluarau veri licorilor 11 nule ale rapoartelordocumerilelLH + onlruclului. după ea/: 

dl Asigurarea transferului oricăror active puse In dispoziţie, inclusiv date fi drepturi de 
proprietate intelectuală, după ca/; 

et Realizarea unui rezum ut al plăţilor contractuale intermediare fi lluale efectuate, după ca/: 

l"> Realizarea unui rezumai al solicitărilor de plata a penalităţilor formulate împotriva 
<. onlractaiUului sau primite de iu acesta, după caz: 

gt Păstrarea şi arhivarea eorespun/ăloare a tuturor minutelm întâlnirilor fi a documentelor 
Contractului peni™ a putea ti u^ur accesibile iu ca/nl oricăror solicitări ^uu verificări 
ulterioare. după ca/. 

Această activitate implică transferul ut tu lor informaţiilor fi rezultatelor de la contractam către 
WSVSA 


4) Persoana grupul dc lucrti/echipa responsabili dc urmărirea fi derularea Contractului. se va 
asigura că: 

al Au fost îndeplinite toate condiţiile stabilite în cadrul Contractului pentru a considera 
activităţi Ic t imundului ea fiind finalizau: ţi rezultatele lina le ca lîind acceptate: 

bi loaie livrabilele iv/uliaiclc şi documentele Coniraetutui au fost predate de contractam fi 
acceptate de \\SVv\; 

ci Toate evidenţele (înregistrările] Contrarului au Ie»,( arhivate corespunzător, conform 
procedurilor hi Ic rne stabilite Iu nivelul ANfiVSA 


^Vl'li’l hMI.VI ii HH/urtd, j'i 1 ] ■ r 111 1 iil p i'L'ii -\*\\ parţialn ,i pn/mlei iliMiuiirhldlil torit ji untul srm ui £ \\S\ - V n 
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^ VTU 4 












PROCEDURA SPEOFÎCÂ 


URMĂRIRE ţii DERULARE CONTRACTE 


DF FURNIZARE, SERVICII Şl LUCRĂRII 


L'0D:?S-S5-m OAA 


F.dl(îfl ! 1 


Revizia: 1 

fi i !}•" \ ! • 

Pagina: 11) | 

fc'l, î 


%% 





5) Veeeplarca rezultatelor iiift-ritU'riiarc şi finale iile l. ontr udului se realiA^zii pe hit^Lii 
criteriilor stabilite in caietul de sarcini'documentul descriptiv cu privire la octtvităţVIv'ee trebuie 
realizate in cadrul Contractului Monitorizarea realizării rezulta te tor intermediare si linaJe. «Ic 
t oiilraetultii şi mrcţuaycu turMora se realizează ijUit pt r iKriouikj tkn/itU)} (. 'nmfin'ntha 'ein^r 
Su hTiiuntti in utv\titi(i 


fu Accepta rea rc/.n 11 atc Io rri i vrah i I el u r obţinute din derularea tont meiului se line Uzează prin 
semnarea după ca/, a procese In r-v erhale de recepţie accepţiile parţială ţi a unui proecx-verhut de 
acceptare finală. după ca/, tk * utre 1 'tunisia c k tvwpfk a /mw/iwAw wrvk iiktr tm-râritor. 
ikxi'tutHih'i prin nrdin al{irvşvtfinfrfiu . i Wl ’S/f 

7 ) Hună accm narea rezii tratelor/tiv lahilelm- de către persoana'grupul de lucru echipa 
responsabilă de urmărire ţi derulare a contractului. aceasta arc obligaţia de a înainta documentele 
justificative (cm traci, cuiei de sare ini. propune re lehniea, propunere financiara. orice ullc 
documente justificative. etc.t Cmuriiei de recent ie a imul uselur/eervieuloi luci Yiiilm 
dMcmnaţl irrin ordin al uiiscdinlelui ANŞVŞA. 


5.2.b Evaluarea performanţei ( nttlractului 

lila finalizarea acliv ilăţi» de urmărire ţi derulare a contractului de iKlti/iiie, persoana-grupul de 
lucruyechipa responsabilă are obligaţia de a emite, după caz., thn imivniuf formular 

cotii -oi-rs-i5.tm i \ \ 


-■ f'ersojinji grupul de lucru/cchipu responsabilă a t ontraclului emile ,tt>i:urwnliti i iffistiitud» 
ţinând cont de informaţiile rezultate cit urmare a măsurării modului de reali/arc a aci ivi inii lor in 
Contract şi Jc modul de îndeplinire a obligaţiilor Con trac lanţului, precum şi de informaţiile 
legale de eventuale prejudicii generale de situaţiile de neiiideplinirv a obligaţiilor contractuale, 
acolo unde este aplicabil, 

1 Documentul constatator se emite , ia două em-midare Jupă cum urmează: 


a> (iaHfU i filll nu fi -.V , k ftinn~tn\ r ntnhm h- prnnr-v jymti dju.i ţk . tinhun , - in Iemien Je N zile 
de la data imuli/ării Iii rării produselor care iac obiceiul respectivului contract com mcl 
subsecvent şi. suplimentar, in termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie tehnică a 
produselor in cauză; 


bl } n’uiru i uiMtcii it h, f/r ten teu ufnitmi c firiii/f-n fin>cn/arii t k jtifih uui oht h ţkţjţl 
; (uifriH h 'Ic tk tţsnjcit tk. invwt.Unv • în termen de 14 zile de la data rinali/ării prestăm serv iciilor 
care tac obiectul respectivului contract.-contract subsecvent: 

c) fwmrn cp inritiJt k ik sţ‘r\ m icti ţk f>twcciiuv atribuit* prim r-o prt>>_ t - Jurii ik- utt ihtiiiY m 
termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care tiic obiectul respect icului 
contract eoni raci subsecvent şi. suplimentar, in termen de 14 /Mede la data încheierii pmeexulur- 
vcrhîil de recepţie la termin arca lucrărilor proiectate: 


d i f.utnfm t tw<rufh‘h‘ itv servicii th > s tf/fcni-nn’ a hiyrtirihtr thnveune tk wntkr. în termen de 14 
zile de la data emiterii raportului finul de supervi/are/expimreu duratei de garanţie acordată 
lucrării in cauză: 


c} fn j >tlnt coun'tii/L'h’ tk hu răn at nhmfi' prinţ r-o prin vciitrâ ţk ,jtiihţiiiv\ in termen de 14 zile de 
la data încheiem procesa lui-verbal de recepţie ta terminarea lucrărilor şi, suplimentar. Tu termen 
dc 14 zile de hi data încheierii procesului-verbal de recepţie finală h lucrărilor. întocmit la 
expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză. 

Iii cazul contractelor atribuite prin cumpănire dircclă . documentele constatatoare se emit 
atunci cânii este solicitat aeesl torni de cal re contractau l/ronlnivianl asociat. 

\OTAt 
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PROCEIM RA SPECIFICA 

URMĂRIRE Şf DERULARE CONTRACTE 
m FURNIZARE, SERV ICII <>l LUCRĂRII 

COD; PS-15-DECIAA 


l-.cliţivi; I 

Revi/ia ■ 


Paţglrun 


L Doviituentete constu/altuire emisa în conformitate cu pct.3) puf Jl 
contencinsufui ad mi oist rai fee nr,334/2004cu Modificările ţi cumpletărUe 

2.Dacumettleic constatatoare emise în conformitate cu pecii} put jine obiectul 
operator economic în codrul unei noi proceduri de atribuire, în condiţiile stabilite prin uri, M 7 
titlu, (i) fit, #} din Leuca nr. 911/2016, 


4i Documentul constatator este apoi mamut către CIA A. peni ni publicare*! acestuia in Si \P 
conform prevederilor nrt.lNi ulm din I I.G nrJ^Ă 2£l 16 

s p Persoana desemnată din cadrul Ci A A puhliea documentul în Sl AP după expirarea termenelor 
de eon testare prev ăzute de Legea nr. 554/2004. eu imidi licări k* şi completările ulterioare. 

6. RESPONSABILITĂŢI 


Structura orgoniztiUirfcfi cure u emis referatul de necesitate 

- desemnează. emile şi constituie prin i irdîn al Preşedinte lui al \NS\ v\_ persoana. crupul de 
lucru echipa responsabile penim urmărirea şi derularea contractului 

- transmite către ( IA A. tiu exemplar. în copie. Ordinal Preşedintelui \NSV SA eu desemnarea 
constituirea persoanei crupului de Eucrti/ecfiipci responsabilă de urmărirea ţi derularea 
(. antractului; 


' Persoami/Gruput de tuvru/Echipu responsabilii; 

■ verifică monilOri/area modului de implementare a cont meiului; 

- verifică numitori mea respectării clauzelor contractuale şi îndeplinirea in perioada de 
garanţii: a obligaţiilor contractuale de către fu mi/or prestator executant: 

- testează. încercările, verificările tc se realizează la momentul acceptării a 

produselor sen icij lor lucrărilor reali zale de către fiu ni/or-prestator executant: 

- verifica şi controlează modificările intervenite pe puveusnil îndepliniri! < ontractultii; 

- colaborează eu echipa Contractantului pentru a identifica; din timp orice eventuale probleme 
care pot apărea pe parcursul implementării Contractului; 

-verifică monitorizarea termenelor stabilite pentru livrarea produselor prestarea 

>tTV ici fior'execut iu lucrărilor 

- veri fiul condiţiilor de elecţ iune a plăţi tor şi a documentelor suport necesare pentru efectuarea 
acestora; 

- înaintează comisiei de recepţie u procftiselor servieiilor/lucrăriU’i' documentele care au stat la 
hâzii acceptării rezultatelor intermediare şi llnale şi a rezultatelor.! iv rahilelor; 

- emite documentele constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea sau. după 
caz, nctndeplinire a obligaţiilor contractuale de către eon trac tari Ic oul ră etani asociat. 

- transmite către CIA A documentele Cinishitatoan: aferente t 'ontjţieieloi. 


** Pi rsaunu desemnata din cadrul CI. t i: 

- solicită sl mei urii organizatorice care :i emis re Ten tul de necesitate desemnarea constituirea 
prin ordin al preşedintelui al ANSVSA ă persoanei grupului de lucru echipei responsabile 
pentru urmărirea şi derularea cmUraetului: 

înaintează, in copie, persoanei grupului de lucru. 1 echipei responsabile pentru urmărirea şi 
derularea contractului, contractul însoţit Je documente le aferente; 

Vi y li î ISMf \l. I Ij 1 h.MIi:;! FVpnNllKTinH CDin^kiA ■- n U fHJ f I itkltl \i fr L yriHri ilnuiim ril.iEn fiu Jirinhil srris |kl ■ V cnnMilUk " 
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Rc\ 1 /Li 


Pieinii 


\criH uâ! winsijluireu garanţiei de bună execuţie aferenţii corttradîilsEL JLtpft 
piibfieJL ui M \V doeumenlcte cunrfELtattKire. i;onli>mt prevederilor leguJe 
pfisirarctt^rhivflrta documentelor eie. 


^ Wi' v /njai *iM în Ameninţ financiar 

* 

l>i i^emtă aciiviiai^t ti'ntbmi Al OP 


*■ Comisia de recepţie a prodtt\ehtrAen'iciilttrJitt^riinlor 
- îţi exercităocthitateo nwil'iimi Procedurii spoirii:»: PS II» NLt JAA 

?■ ANF.XK M ÎNRF.f.lSTRĂRI 

?.L Iffl'Vf» 

\nesa iir, I IX'iuimcnt cnnsLatalor F~0l-f l S-l5-DEi ‘i.4.t 


■ hircgi\lntti 

[Kicumunt ^îasiaiutor - h-U!-l*S-)5- DFâ l.-\A 
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AUTOR1TA IE A CONTRACTANTA 

^ l-i kwwk-mmm/kwmkwrkrmw 

Document constatator nr,_emis în data_ 

Teferilor Iu îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

□primar nfînal 

1. Contractam tadresă. tel fax, cod fiscal, număr înmatriculare Oficiul Registrului Comerţului): 

2. (.’#litaiEa in care a participat la in deplini na eon (meiul ui: 

□ eoni rac tuni O contractant asociat 

3. Procedura de a di iz iţi e/data organizării: _ 

4. Refuzul ofertantului câştigător dea .senina contractul: 

n Da nNu 

Dacă DA, 

Informaţii privind : 

* data la cane ar fi trebuit încheiat contractului_ __ 

- motivul refuzului semnării contractului__ 

5. Numărul» data si obiectul contractului: _ 

6. Informaţii 1 privind data: 

-terminări] furnizării produselor _ 

-lerminării prestării serviciilor altele decât serviciile de proiectare:_ 

-terminării prestării serviciilor dc proiectare: 

-mchcicrii procesului verbal de recepţie:__ 

7. Informaţii’ privind data: 

-expirării perioadei de garanţie a produselor: _ _ 

-încheierii procesul ui-verbal dc recepţie la terminarea lucrărilor proiectate:_ 

-încheierii procesului verbal Je recepţie finală a lucrărilor întocmit ia expirarea perioadei de 
garanţie a lucrărilor în cauză: 

8. < ontmciul a fost îndeplinit în nmd corespunzător 

c Da dNu 

Dacă NU, 

Justificare: 

a] abateri de la calitatea prod usclor/scnhc ti lor/l ucifri lor contractate: 

b) ne respectarea termenelor contractuale dc livrare produse prestare servi ci i/uxecu tare lucrări: 

din culpă_ _ _ 



valabil pumni documentul eothtaiatur primar 
valahii pentru ducomeitlLiI cornuiMinr final 


i Ot PS-li-Uhl U t ! II 

























e) abateri de la respectarea normelor de securitate şi sănătatea munci L PSI. "'leg ist apa' de 

proiecţia mediului: / ‘ 

IU rJ0Efi 

d) altele__ 7- „.-j $1 

C} eventuale litigii şt modul lor de soluţionare 
0 rezilierea contractului : r [)a 



dMu 


J -%T" 

'* **■ h &// 


9. Prejudicii care au fost sau care ar Fi putut fi aduse au lori raţii contractante pe pcmtidn 
derulării cont met ului (duca este posibil cuantificarea valorica a 

acesturai_ 



Prezentul document constatator s-a eliberai iti 2 (două) exemplare iu conformi laic cu prevederile 
art.166 din HG nr.3b5/201 ti pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie puhlidS/acorduJui cadru din J egea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi cotii pictările ulterioare. 



< 


ONIH'C \TOIU L Al IOKI 1 AŢII CONTRACTA 


Dircctor/Dircciur genera), 

-- - iPrenumele Numele ) 

. (semnâludO 


Sef Serv iciu/SiT ItirouA uordonator Cunipa nimeni 

Numele si prenumele:.. 


Semnătură 


întocmit, 

Pcrstuma/Grup de lucru/Kchipa responsabilii 

Numele si prenumele:...,.,,,..,.,. 

Semnătură:..... 

I huu:z.z,' , IJaa 


Dinu l.f) 
















